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中山舰出水两年依然沉睡http://www.sina.com.cn 1999年3月4日 09:13 中国青年报  　1月28日是一代名舰中山舰出水两周年的日子。 两年来，
它静卧在湖北船厂的船棚内，修复工作迟迟未能展开。



面对空无一人的船棚，回首打捞时要员云集、举世瞩目
的情景，承担中山舰修复任务的湖北船厂厂长吴年和说，中
山舰长期存放在厂内，不见效益，又占据着船棚，令他这个
厂长很头痛。1996年在争夺修复权的竞争中夺标的喜悦，早
已荡然无存。湖北省文物局副局长周崇发为中山舰出水已奔
走十余年，他说：“现在我有些悲观了。”



政府当初尽快修复中山舰的承诺何以未能实现？中山舰
修复陈列工作到底怎么了？



1997年1月28日， 长江金口水域举行了隆重的中山舰出
水仪式。中央电视台向世界现场直播，海内外各媒体百余记
者现场报道，盛况空前。2月19日， 中山舰安然运抵修复地
――湖北船厂。



中山舰的修复方案定为“整旧如旧”，在恢复（1938年
沉水前）原貌的同时，保留侵华日军飞机炸沉中山舰时留下
的弹洞及复原对孙中山先生有重要纪念意义的部分，如炮塔
等等。



据打捞办副主任王文良称：中山舰是1910年从日本出厂
的炮舰，舰体复杂，又没有原始图纸及技术资料，同时受文
物保护规定的限制，清淤除锈工作艰难，设计报批手续繁琐，
费时费力。他认为动工前的准备工作确实需时两年。



社会上曾有传言，修复工作迟迟不能开工，与资金有关。
据悉，中山舰打捞办成立以来，通过各种途径在社会上共募
集资金2000余万元，中央省市财政资金2000余万元，打捞过
程中，花费700余万元， 所剩资金对于修复中山舰所需1300
万元（若建一条承载中山舰的浮船坞需增加1500万元），应
是绰绰有余的。



早在中山舰出水前，规划投资3．5亿元，占地3000亩的
中山舰金口爱国主义教育基地便已破土动工。由于基地内房
屋需全部拆迁，耗资巨大；中山舰纪念碑亦需资金800万元（
后调整为500万元），而整个基地的建设资金基本来源是400
0万元的专项基金。由于资金缺口一时无法解决， 基地的建
设在“大手笔”的开场后已陷入骑虎难下、进退两难的境地。
目前土地被征用后农民生活无着，常到金口镇政府要求解决，
基地建设已处于停顿状态。



湖北省文物局权威人士说，打捞办是否拿出钱来修复中
山舰尚不得而知。由于中山舰现在陆地存放，较以前沉睡江
底更容易氧化，起初除锈工作未按两年标准进行，现在舰体
已发生氧化迹象。



对于中山舰现在面临的处境，这位权威人士说，打捞仅
花费700万元，而修一座纪念碑就要500万元，令人费解。要
不是有关领导好大喜功，不切实际地盲目铺摊子，借基地搞
项目、搞开发，中山舰的修复工作决不会搞成今天这种样子。
中山舰不是商品，不要光从发展经济方面考虑，更不能借它
来发财谋私利，搞什么中山舰股份公司。



据了解，负责中山舰修复工作的三家领导部门互相推诿，
不断发生矛盾扯皮。



在中山舰没有修复、金口教育基地也不见动静的情况下，
有人想到一个办法，投资上百万元，成立了中山舰修复教育
中心，在船厂内盖起了资料陈列室，修了纪念碑，同时对外
售票参观（门票25元／张），所得收益协议六成上缴中山舰
基金会。中心成立以来，有3万余人进厂参观， 由于许多人
是免票、打折参观，经济效益并不理想。



对此，文物局有关人士指出，修复期间对外开放不利于
文物的保护，随意建碑亦缺乏严肃性。



修复工作至今尚未开工。到底何时能开工，还是个未知
数。即使中山舰能在两年内修好，金口基地又何时能建成？
郭俊


 